L. W. kr. 38681/91 


Aleg. 38. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w przedmiocie osuszenia frontowej ściany starego 


gmachu szpitala św. Łazarza w Krakowie. 
Wysoki Sejmie! 


Jeszcze w. r. 1889 przedstawił Wydział krajowy sprawozdaniem do L. W. 32728/89 po- 
trzebę osuszenia w starym budynku szpitala św. Łazarza w Krakowie frontowej ściany, która 
podmaka z powodu pochyłości terenu od ulicy Kopernika. 


Kosztorys projektu osuszenia ściany przy pomocy kanału betonowego, sporządzonego 
przez inżyniera szpitalnego p. Karola Zarembę opiewał na kwotę 1122 zł. Wysoki Sejm na 
posiedzeniu z 26/xr. 1889 r. przy uchwałaniu budżetu funduszu szpitala św. Łazarza odroczył 
sprawę osuszenia Ściany i polecił Wydziałowi krajowemu sprawdzenie przedłożonego przez 
Dyrekcyę szpitala kosztorysu. Sprawę zbadania projektu i sprawdzenia kosztorysu poruczyliśmy 
(L. W. 55845/89) kierownikowi Expozytury kraj. biura melioracyjnego w Krakowie p. Stani- 
sławowi Chrząszczewskiemu, który kwotę pierwotną kosztorysu 1122 zł. zredukował do 800 zł. 
(jak L. W. 17684/90). 


Na podstawie tej relacyi wstawiliśmy do preliminarza budżetu funduszu szpitala św. Ła- 
zarza na r. 1891 do Rubr. XI. poz. 48. 2. b. kwotę 800 zł. na osuszenie Ściany. 

Na wniosek komisyi budżetowej, która tylko ze względów oszczędnościowych była prze- 
ciwną temu wydatkowi, wykreślił Wysoki Sejm kwotę 800 zł., wstawioną jak wyżej do pre- 
liminarza budżetu na r. 1891. 

Wydział krajowy uznając jednak konieczną potrzebę załatwienia tej sprawy i chcące 
jeszcze więcej obniżyć kosztorys projektowanej roboty, wezwał (L. W. 20980/91) p. Chrząsz- 
czewskiego do wydania fachowej opinii, czy zamiast kanału betonowego nie byłoby taniej i 
równie skutecznie założyć wzdłuż zawilgoconej ściany dreny lub wykopać rów, napełniony 
u spodu kamieniami. Pan Chrząszczewski zdał sprawę do L. W. 26568/91, a oświadczając się 
w zasadzie za kanałem betonowym, który byłby trwalszy i większe przedstawiał bezpieczeństwo 
przeciw zamuleniu, projektuje ze względu na mniejsze koszta użycie zamiast betonowego kanału, 
drenu o średnicy 015 do 0:20 m. ze studzienką, do której woda z rynien ma być rynsztokami 
doprowadzaną. 


Koszt tego obliczony na 400 zł. 

Do tego doliczywszy (jak L. W. 38681/91) kwotę 160 zł. na oczyszczenie zawilgoconej 
ściany z zewnątrz z tynku przez całą długość i do wysokości 0'80 m. dla ułutwienia wyparo- 
wania wilgoci, oraz na wyprawienie następnie ściany po wysuszeniu, to cały koszt osuszenia 
ściany wyniesie 560 zł. Ponieważ ściana zawilgocona coraz więcej się psuje, a wilgoć nieko- 
rzystnie wpływa na zdrowie Sióstr Miłosierdzia, które są umieszczone w parterze starego 
gmachu, przeto Wydział krajowy wnosi: 

Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


Na osuszenie ściany frontowej starego gmachu szpitala św. Łazarza w Krakowie, od 
ulicy Kopernika, wstawia się kwotę 560 zł. do Rubr. XI. poz. 49 b. 2. budżetu powyższego 


szpitala na r. 1892. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


Lwów dnia 25. września 1891. 


Marszałek krajowy: 
Sanguszko m. p. 


Sprawozdawca : 


Dr. Franciszek Hoszard w. r. 
Członek Wydziału krajowego 


Z drukarni i litografii Pillera i Spółki. 
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